यवतमाळ येथे नाटयगृहाच्या कामास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :नागृबा-२०००/प्र.क्र.६४ (भाग-१)/सां.का.१ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २३ मार्च, २०२३ 


१) शासन निर्णय, समाजकल्याण, सांस्कृतिक कार्य, व क्रीडा विभाग क्रमांक, यनाबा- 
१०९९/प्र.क्र.१६/सां.का.१, दि.१६.०३.१९९९. 

२) शासन निर्णय, सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक कार्य, व क्रीडा विभाग क्रमांक नागुबा- 
२०००/प्र.क्र.६४/सां.का.१, दि.३०.०३.२००१. 

३) शासन निर्णय, सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक कार्य, व क्रीडा विभाग क्रमांक नाबायो- 
२००१/यवतमाळ/प्र.क्र.१५२/सां.का.३, दि.१२ जून २००१. 

१) शासन निर्णय, सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक कार्य, व क्रीडा विभाग क्रमांक नागृबा- 
२०००/४०६/प्र.क्र.६४/सां.का.१, दि.१२ फेब्रुवारी, २००२. 

२) शासन निर्णय, सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक कार्य, व क्रीडा विभाग क्रमांक नागृबा- 
२००१/प्र.क्र.१५२/सां.का.३, दि.३१ मार्च, २००४. 

३) शासन निर्णय, सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक कार्य, व क्रीडा विभाग क्रमांक नागृबा- 
२००४/प्र.क्र.३०७/सां.का.३, दि.२९ मार्च, २००५. 

४) शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, क्र. नागृबा २०१०/प्र.क्र.३२१/ 
सां.का.-१, दि २९ फेब्रुवारी २०१६. 

५) जिल्हाधिकारी, यवतमाळ यांचे पत्र क्र.नपप्र/कार्या-६/कावी-११३३/२०२३, 
दिनांक २१ मार्च, २०२३. 


प्रस्तावना : 


ज्या जिल्हयात बंदिस्त नाटयगृहे अस्तित्वात नाहीत, अशा जिल्हयांच्या मुख्यालयी बंदिस्त 
नाटयगृह बांधण्याची योजना राबविण्याबाबतची बाब शासनाच्या विचाराधीन असताना, यवतमाळ 
जिल्हयात बंदिस्त नाट्यगृह बांधण्याच्या अंदाजपत्रकास शासनाच्या दिनांक १६ मार्च, १९९९ च्या 
शासन निर्णयान्वये रु.२,२६,५२,१००/- इतक्या रकमेस प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात 
आलेली आहे. तद्नंतर दिनांक ०६.०१.२००१ च्या शासन निर्णयानुसार शासन fezeard स्वरुप 
बदलल्याने (७५% शासन हिस्सा व 24% महानगरपालिका हिस्सा) संदर्भ क्र ४ च्या शासन 
निर्णयान्वये रु.२,९६,१५,९१५/- इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रकास नव्याने प्रशासकीय मान्यता 
प्रदान करण्यात आलेली आहे. यवतमाळ येथील नाटयगृहाच्या बांधकामासाठी अनुक्रमे 
दिनांक ३०.३.२००१, दिनांक ३१.३.२००४ व दिनांक २९.५.२००५ च्या शासन निर्णयान्वये 
रु. ६०,००,०००/-, रु.१,२३,२१,०००/- मिळून एकूण रु.२,२५,००,०००/- इतका शासन हिशझाचा 
निधी मंजूर करण्यात आला आहे. सदर निधीच्या खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर केले आहे. 
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आता यवतमाळ येथील नाटयगृह बांधकामाच्या वाढीव कामांच्या रु.३,२३,५१,०००/- (रुपये तीन 
कोटी तेवीस लक्ष एकावन्न हजार फक्त) इतक्या खर्चाच्या अंदाजपत्रकास मुख्य अभियंता, 
सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती यांची तांत्रिक मान्यता घेऊन जिल्हाधिकारी, 
यवतमाळ यांच्याकडून सदर कामास प्रशासकीय मान्यता व निधी उपलब्ध करुन देण्याचे प्रस्तावित 
केले आहे. त्याअनुषंगाने प्रस्तावित कामास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 


२. यवतमाळ येथील नाट्यगृहाचे पुढील वाढीव कामे करण्यासाठी, रु.३,२३,५१,०००/- (रूपये 
तीन कोटी तेवीस लक्ष एकावन्न हजार फक्त) इतक्या रकमेच्या खर्चास पुढील अटी व शर्तीच्या 
अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता या शासन निर्णयान्वये प्रदान करण्यात येत आहेः - 


अ.क्र कामाचे नांव अंदाजित रक्‍कम 
।_१. | नाट्यगृह संकुलामध्ये बैठक व्यवस्थेकरिता खुर्च्या व आवश्‍यक फर्निचर बसविणे ७१,५२,६८९.०० 
२. | नाट्यगृह संकुलामध्ये सेप्टीक टक व प्लबींग कामे करणे ३७, ८४, ३७०.०० 
३. | नाट्यगृह संकुलामध्ये चौकीदार केबिन व बाहेरील गेटचे स्थापत्य विषयक कामे करणे | ६७, ३६,८७१.०० 
४. | नाट्यगृह संकुलामध्ये लंडस्केपींगचे कामे करणे ४६, ६३,५३४.०० 
५. | नाट्यगृह संकुलामध्ये म्युरल पेटीगचे कामे करणे ३४,२९,६९७७.०० 
६. । आकस्मिक खर्च १०, ३०, ६८६.०० 
७. | कामगार विमा (१%) २,५७, ६७१.०० 
वस्तु व सेवा कर (१८%) ४६,३८,०८९.०० 
प्रकल्प विमा शुल्क (१%) २,५७, ६७१.०० 
| १०. | अंदाजपत्रक तपासणी Bou (१.२५%) ३,९९,३९१.०० 
fede तांत्रिक मान्यता किंमत 3,23,40, ६६९.०० 
एकूण ३,२३,५१,०००.०० 

अटी व शर्ती 


आ) अ.क्र. ५ च्या कामाबाबत उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या दिनांक ०७.०६.२०२२ च्या 
शासन निर्णयातील विहीत तरतूदीनुसार काम करण्याची जबाबदारी मुख्याधिकारी, 
नगरपरीषद, यवतमाळ यांची राहील. 

आ) संदर्भ क्र ७ येथील दिनांक २९.०२.२०१६ च्या शासन निर्णयानुसार वरील रकमेतील 
९०% अनुदान शासनाकडून देण्यात येईल आणि सदर काम “अ” वर्ग नगरपालिका 
हद्दीतील असल्याने, नगरपालिका हिऱ्याची १०% रक्‍कम नगरपालिकेकडून खर्च करणे 
बंधनकारक राहिल. 

इ सदर प्रकरणी जिल्हाधिकारी, यवतमाळ हे नियंत्रक अधिकारी राहतील व त्यांनी 
प्राधिकृत केलेल्या दुय्यम अधिकाऱ्यास या संबंधीच्या देयकावर स्वाक्षरी करण्यास 
प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 
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3) महालेखापाल यांच्या विहित नमुन्यातील उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास त्वरीत 
सादर करण्यात यावे. प्रस्तुत प्रकरणी निधी वितरण व खर्च याबाबतचा अनुपालन 
अहवाल जिल्हाधिकारी, यवतमाळ यांनी शासनास सादर करावा 

उ) जिल्हाधिकारी, यवतमाळ यांनी नाटयगृहाचे बांधकाम पूर्ण झाल्यानांतर संपूर्ण 
खर्चाच्या हिशोबाचा ताळेबंद सनदी लेखापाल यांच्या लेखापरीक्षणाअंती त्यांच्या 
प्रमाणपत्रासह या विभागास सादर करावा. 

ऊ) नाटयगृहाच्या इमारतीवर तसेच इतर सर्व सामग्रीवर शासनाचा प्राथम्याने हक्क 
राहील. शासनाच्या वापरासाठी नाटयगृह हवे असल्यास ते प्राथम्याने आरक्षित करणे 
आव्यक राहील. 

क्र) नाटयगृहातील पहिल्या तीन रांगेतील मध्य ठिकाणची एकूण १० आसने शासनासाठी 
राखून ठेवण्यात यावीत. 

ल) नाटयगृह देखभाल, दुरुस्ती आणि कर्मचारी वर्ग नियुक्‍त करण्यासाठी अथवा 
दैनांदिन खर्च भागविण्यासाठी कोणत्याही प्रकारचे अर्थसहाय्य शासनाकडून देण्यात 
येणार नाही. 

ऐ) शासनाने वेळोवेळी केलेले नियम व अटी मधील बदल सदर नाटयगृहास बंधनकारक 
राहतील. 

३. यासाठी होणारा खर्च मागणी क्र.झेडडी-०२, २२०५ कला संस्कृती (००) १०२-कला व 
संस्कृती प्रचालन (०१)(०२) शासकीय प्रेक्षागृहे व सभागृहे (२२०५ १४८१) ३१-सहायक अनुदाने 
(वेतनेतर) या लेखाशीर्षाखाळील उपलब्ध तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 
४. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक विअप्र- 
२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, दिनांक १७.४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्ट भाग- 
पहिला, उपविभाग-पाच मधील अनुक्रमांक १ परिच्छेद क्र. १३४ नुसार प्रशासकीय विभागांना 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 
दष. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inul संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२३०३२३१८४७४५५८२३ असा आहे. 
हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
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(विद्या वाघमारे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
) मा. मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३) मा.उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
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४) मा. विरोधी पक्ष नेता, विधान सभा, विधान परिषद, विधानमंडळ, मुंबई. 
५) मा.मंत्री, सांस्कृतिक कार्य यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई 
६) जिल्हाधिकारी, जिल्हा यवतमाळ 
७ जिल्हा कोषागार अधिकारी, जिल्हा यवतमाळ 
) 
) 


८) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), दोन महाराष्ट्र, नागपूर. 
९) महालेखापाल (लेखा परीक्षा), दोन महाराष्ट्र, नागपूर. 

१०) मुख्याधिकारी, यवतमाळ नगर परिषद, यवतमाळ 

११) नियोजन विभाग/सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१२) वित्त विभाग (व्यय-१५) मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 


93) अवर सचिव (अर्थसंकल्प), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्राळय, मुंबई 
१४) निवड नस्ती, सां.का.१. 
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